BANK ALBILAD Project start: 12/15/2024 
Smart Vision Project TIME PLAN Display week: 1 
Project Duration: 90 
Dec 16, 2024 Dec 23, 2024 Dec 30, 2024 Jan 6, 2025 Jan 13, 2025 Jan 20, 2025 Jan 27, 2025 Feb 3, 2025 Feb 10, 2025 Feb 17, 2025 Feb 24, 2025 Mar 3, 2025 Mar 10, 2025 
TASK ASSIGNED TO START END TRO Oe Soo ao OO ROR Oooo Oooo oe cece 
gaton 
Issue PO B-ALBILAD 12/15/24 12/15/24 
Sign Agreement B-ALBILAD & SV 12/16/24 12/19/24 B 
| Pianningand design 
Detailed site visit sv 12/20/24 12/25/24 T) 
Detailed Project design sv 12/25/24 1/6/25 E 
Approve on Design B-ALBILAD 1/7125 1/17/25 Py [ 
Check with consultant SV 1/18/25 1/25/25 


Steel structure SV 1/27/25 2/21/25 
PV Modules- (Canopy only) SV 1/27/25 2/2/25 
PV Inverter SV 1/27/25 2/2/25 
LV Boards SV 1/27/25 2/6/25 
Cables SV 1/29/25 2/1/25 
Others SV 1/29/25 2/1/25 


prepae location SV 2/2/25 2/12/25 
Set Concrete foundation SV 2/13/25 2/24/25 
Receive the materials at site SV 2/21/25 2/15/25 
Mechanical installation SV 2/11/25 2/26/25 
Electrical installation SV 2/15/25 3/2/25 


Testing and commissioning Sv 


HOC B-ALBIAD 


3/3/25 


3/9/25 


3/8/25 


3/15/25 


